L. W. kr. 50.620/1884. 


; Aleg. 48. 


Sprawozdanie 


Wydziału krajowego w przedmiocie przybudowania skrzydła w szpitalu 
powszechnym we Lwowie. 


Wysoki Sejmie! 


i Oddziały chirurgiczny i położniczy szpitala naszego we Lwowie są umieszczone w na- 
Jętym budynku na ulicy Łyczakowskiej w domu zwanym „filią Hofmańską“, za czynsz roczny 
6.072 zł. w. a. 

Według doniesienia Dyrektora krajowego szpitala powszechnego z dnia 19. Września 
Kom L 49.503, właścicielka domu tego wiedząc, że nie tak łatwo znaleść odpowiedni budynek 
La pomieszczenie tych chorych, w obec kończącego się terminu najmu w dniu 1. Maja 1885, 
Postawiłą bardzo uciążliwe warunki, a mianowicie: podniesienie czynszu z dzisiejszych 6.072 na 
9.000 zł. i przyjęcie na koszt funduszu szpitalnego wszelkich reparacyj i restauracyj tak wewnątrz 
Jak i zewnątrz budynku, — nareszcie zażądała zawarcia na tych warunkach kontraktu na lat 
dwanaście. 

Wydział krajowy już kilkakrotnie usiłował wyszukać na filię inne pomieszczenie, 
odpowiedniejsze potrzebom tych dwóch oddziałów a mniej kosztowne. Usiłowania te jednak nie 
doprowadziły do pożądanego celu, — przymnuszeni więc byliśmy pozostawić chorych w dawnem 
miejscu. 

, Przesadne jednak wymagania właścicielki skłoniły Wydział krajowy do zastanowienia 
P nie byloby korzystniej przybudować brakujące w szpitalu skrzydło i tam SĘ oba 
taa mój — A mim to nastąpi, zawiązać rokowania z właścicielką o wymejcem A F a 
żądanych rozaltnje 2> Tok lub najdalej na półtora roku, a gdyby te nie doprow 07 malej 
odpowiednie atów, to wynająć inne, choćby w dwóch domach znajdujące SIR. Kul i 

Į Potrzebom chorych pomieszczenie. W tym celu polecilismy budowniczemu p. Kuła 


kowskiemn zrobien; s e obrach ; 
me szkic i j rzynajmniej obrachowaniem 
co budowa kosztować icu brakującego skrzydła z przybliżonem p , 


może. 
legat 1. a załączonego /. kosztorysu widać, że koszt budowy wyniesie około 65.000 zł. 
Ze budowa skrzydła przyniesie ER. korzyści, można się przekonać z następującego 


obrachowania. 


legat 2. 


Roczny czynsz najmu dla chirurgicznego i położniczego oddziałów wynosił dotychczas 
6.072 zł., a oprócz tego z powodu oddalenia od głównego szpitala potrzeba było ponosić pewne 
wydatki i to dość znaczne, które odpadną po wybudowaniu skrzydła. Wydatki te są następujące: 


Utrzymanie 2 Sióstr Miłosierdzia w kuchni i przełożonej filii : z ; 900 zł. — ct. 
à pięciu osób posługi w kuchni . : : : 3 ~ „ LOlb n — a 
7 odźwiernego . o : - ; 400 , — , 
Opał w kuchni (280 metr. brzozowogo dewa po 2 zł. 75 A : ; è 750 „ — sẹ 
Oświetlenie kuchni i konserwacya jej roczna . : ; ; | A 180 „— , 
Sprzęty kuchenne . ; : . : ; : ; 126 , — , 
Łazienka (68 metr. drzewa sosnowego po a zł. 60 et.). ; ; s : 176 — 80 , 
Utrzymanie kaplicy ; : 5 ; : : : 150 „ — , 
Reparacye coroczne budynku, lekko liczne . . : s ; : 500 „ — s» 
Podatek czynszowy i s ś ; à - ś - ; 308 60 


Razem . 4.501 zł. 40 ct. 

Koszt więc utrzymania najętego domu wynosi właściwie zwyż 10.500 zł., a gdybyśmy 
byli zmuszeni przyjąć ofertę właścicielki „wyniósłby 18.500 zł. 

Potrzebną na budowę sumę możnaby otrzymać w Banku krajowym, spłacając ją mniej- 
szym kosztem, niż dotychczas płaciliśmy za czynsz najmu i za zwiększone koszta administracyi 
szpitala. 

Jestto sposób bardzo często praktykowany w gospodarstwie publicznem i polegający 
na zaciąganiu pożyczki na takie potrzeby, na które poprzednio asygnowano w budżecie osobne 
sumy. Takim sposobem była dokonaną budowa nowej pralni dla lwowskiego szpitala ze znaczną, 
jak się okazało, dla funduszu krajowego korzyścią. 

Ze względu, że procent od pożyczonej sumy wraz z umorzeniem rocznie wynosić bę- 
dzie 7.000 zł., (jak widać z załączonego planu amortyzacyi) okazuje się, że kwotę tę spłacimy 
w 13}, latach, wstawiając do budżetu krajowego od r. 1885. aż do r. 1898. kwotę 7.000 zł., — 
za to wstawilibyśmy do budżetu szpitala na r. 1886. około 6.666 zł. mniej, a od r. 1887. mniej 
o 0.000 zł. jak wstawiano dotychczas. Pozostawiając zaś w budżecie dotychczasową kwotę mo- 
żnaby spłacić pożyczkę w 8'/, latach. 

Ten rachunek jest tak przekonywającym i tak zachęcającym, że Wydział krajowy 
uważa za swój obowiązek prosić Wysokiego Sejmu o powzięcie następującej uchwały: 

1) Sejm upoważnia Wydział krajowy do wybudowania brakującego prawego skrzydła 
w szpitalu krajowym we Lwowie, kosztem nie przekraczającym 65.000 złr., i do zaciągnięcia 
na ten cel pożyczki w. Banku krajowym w kwocie 70.000 złr. 

2) Sejm wstawia do budżetu na rok 1885. kwotę 7.000 złr. na pokrycie procentów 
i rat amortyzacyjnych tej pożyczki. 


Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z W. Ks. Krakowskiem. 
Lwów dnia 26. Września 1884, 


. Marszałek krajowy: 
Dr. Zyblikiewież. 
Sprawozdawca: 
Dr. Hoszard 
Członek Wydziału krajowego. 


Alegat 1 do LW, kr. 50.620/84. 


Sumaryczny Kosztorys 


na dobudowanie skrzydła budynku przy szpitalu krajowym we Lwowie. 


Liczhą A 
porzad Przeđmiot zł. 


ct. | zł. ct. 


1| Wykop ziemi na fundamenta: i suteryny 1.540 mtrkb. . . = 
2 | Nasypów pod podłogi 312 metrkb.. . . « « PE « » 1 
3 | Murów fundamentowychi suterenowych z kamienia 728 mtrkb. 
4 | Murów z cegły w parterze, IL, II. Piety, oraz strychowych 


TSEE mó... (kad ME a src T || 10 
Sh Murów kominowych 68 mtrkb. . Jaa . 1 sle dar 12 
6 | Sklepień piwnicznych 120 mtrkb. . . «. . i. « 1 1 1 1 11 
| Wymurowanie kanału . . . . . . . . . A N. — 
8| Posadzki strychowe z cegieł 520[]m.. . . «. « . 1 1 1 . — 
3, Wiprasa sufitów L560 [im a aaa e ee Ti 
10 z radas .8.. Sae SM EEJISSE. © — 
iul Robotyikamiemarskio . . S aaa m ofar pei — 
I) FoRokaaiesielskie . ©... . 40. daf. .1-90 w. 8. a 
RJ Roboty Wlachajekie , ar. . IT 99. EE TN. — 
14 | Roboty stolarskie, ślusarskie, szklarskie i lakiernicze . - , — 
15 | Wodociągi, piece, kuchnie i waterclozety . . « > « « . . = 
KĘ Nimeni iane m” 00..1% a , = 


17 | Wyrobienie planów, fla: uadzór techniczny na 
budowie, oraz prowadzenie obrachunków 
PEMOODJSBÓ0OEE . 14,16 1%. 0,0 s 


Razem wydatek . . — 


Lwów dnia 25. Września 1884. 


Alegat 2. do LW. 50.620/1884. 


Plan umorzenia 


pożyczki 70.000 złr. w. a. w 4'/,/, listach zastawnych Banku krajowego Królestwa Galicyi 
i Lodomeryi z W. Ks. Krakowskiem, która w 27miu ratach półrocznych spłaconą być ma. 


Z tego przypada na 


Dodatek na Kapitał 
|administracyęj Razem | do spłacenia 
18% pozostały 


Półroczna 


Termin 
płatności 


rata 


kapitał procent 


Liczba porządk. 


zł, ct. 
30/6 i 31/12 1] 3500] . 1.969 | 31 1.580 | 69 85 | 04 | 3.585 | 04 | 68.080 | 69 
21 3.500 | . 2.014 | 64 1.485 | 36 82 | 52 3.582 , 52 | 66.016 , 05 
3| 3.500 | . 2,061 01 1.488 | 99 79 | 95 3.579 | 95 | 63.955 | 04 
4| 3.500 | . 2.108 | 45 1.891 | 55 ga Fan 3.577 | 81 | 61.846 | 59 
BI 3.500 | . 2.156 | 98 1.343 | 02 74 | 62 3.574 | 62 | 59.689 | 61 
6f 3.500 | . 2.206 | 63 1.293 | 37 71 | 86 3.571 | 86 | 57.482 | 98 
7i 3.500 | . 2.257 | 48 1.242 | 57 69 | 04 | 3.569 | 04 | 55.225 | 55 
8| 3.500 | . 2.309 | 39 1.190 61 66 | 14 3.566 | 14 | 52.916 | 16 
9} 3.500 | . 2.362 | 54 1.187 | 46 63 | 20 3.563 | 20 | 50.553 | 62 
» 60 | 17 3.560 | 17 | 48.136 | 70 
57 | 08 3.557 | 08 | 45.664 | 14 
58 | 92 3.553 | 92 | 48.134 | 67 
50 | 69 3.550 | 69 | 40.546 | 98 
47 | 38 3.547 | 88 | 37.899 | 72 
43 | 99 3.548 | 99 | 85.191 | 58 

40 | 53 3.540 | 58 | 32.421 
86 | 99 3.586 | 99 | 29.586 | 70 
38 | 36 3.533 | 36 | 26.687 | 16 
29 | 65 3.529 | 65 | 232.720 | 88 
25 | 86 8.525 | 86 | 20.686 | 32 
21 | 98 3.521 | 98 | 17.581 | 91 
18 | 01 3.518 | 01 | 14.406 | 05 
13 | 95 3.518 | 95 | 11.157 | 08 
9 | 80 3.509 | 80 7.833 | 38 
5 | 55 3.505 | 55 4.433 | 07 
1 | 20 3.501 | 20 954 | 55 
| 3 954 | 55 , ; 


